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Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan herinrichting Venlose 
Molenbeek met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger 

Van donderdag 3 maart 2016 tot en met 13 april 2016 ligt het ontwerpprojectplan herinrichting Venlose 
Molenbeek tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Drie decembersingel 46 
te Venlo. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger. Het 
ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage. 


Toelichting 

Het Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeente Venlo werken in het middengebied tussen Venlo 
en Tegelen al geruime tijd samen aan de realisatie van gezamenlijke doelen op het gebied van water, 
natuur, landschap en recreatie. Voor het Waterschap zijn het ecologische herstel van de Venlose Mo¬ 
lenbeek en haar zijtakken en de inrichting van een robuuste ecologische verbindingszone tussen de 
Jammerdaalse heide en de Maas de hoofddoelen. 


De werkzaamheden voor de herinrichting bestaan uit: 

1. Het aanpassen van het beekprofiel; 

2. Het pleksgewijs aanplanten van het beekprofiel (beschaduwen); 

3. Het aanleggen van een ecologische verbindingszone; 

4. Het verwijderen van stuwen voor vismigratie; 

5. Het dempen van de vijver nabij de Kinderboerderij; 

6. Het aanleggen van een migratieroute voor dieren ter hoogte van de overkluizing; 

7. Het verminderen van onderhoud. 

Aanleg moeraszones: 

1. Het benutten van kwelzones en inrichten van aanliggende moeraszones, vanwege robuuste natuur. 
Leefbaarheid: 

1. Het aanleggen van wandelpaden voor het recreatief medegebruik vanuit de stedelijke kernen 
Venlo en Tegelen; 

2. Het afstemmen van de inrichting op het bestaande landschap. 


Volgens planning wordt het project uitgevoerd in het 4 e kwartaal van 2016. 


Zienswijzen 

Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen in¬ 
dienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke 
zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 
3390, 5902 RJ te Venlo. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken 
met de projectleider, Edwin Stevens (tel 077-3891111). Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerp¬ 
besluiten, tezamen met eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden 
voorgelegd. 


Voorlichtingsbijeenkomst 
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Waterschap 
Peel en Maasvallei 


Op zaterdag 27 februari 2016 heeft er in Venlo een informatiemiddag plaatsgevonden over onderhavig 
projetplan. 

Informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Edwin Stevens via telefoonnummer: 
077-3891 111 of via het e-mailadres: edwin.stevens@wpm.nl. 

Voornoemde ontwerpbesluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking. 

Venlo, 2 maart 2016. 

Het dagelijks bestuur, 

mr. W.J.M. Evers, secretaris 
G.H.M. Driessen, voorzitter wnd. 
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